L. W 4.982/94. 


Aleg. 121. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie wewnętrznego urządzenia krajowego 
zakładu położniczo-ginekologicznego. 


Wysoki Sejmie! 


Przedkładając Wysokiemu Sejmowi sprawozdaniem z dnia 17. marca 1892 r. do 1. 13.569 
plan i kosztorys budowy kraj. zakładu położnic upraszał Wydział krajowy w ustępie III. wniosków 
o kredyt w kwocie 22.500 złr. na koszta wewnętrznych urządzeń tego zakładu, w ustępie IV. zaś 
o upoważnienie do rokowań w sprawie zaprowadzenia stacyi wodnej i motorów. 

W załatwieniu powyższego sprawozdania przedstawiła komisya budżetowa Wys. Sejmowi 
wnioski o uchwalenie tylko kredytów potrzebnych w r. 1892, 1893 i 1894 na budowę zakładu, ze 
względu zaś na potrzebę wyczerpujących badań i rokowań w kierunku urządzenia stacyi wodnej i mo- 
torów — odłożyła komisya decyzyę o wnioskach Wydziału krajowego w przedmiocie kosztów wewnętrz- 
nego urządzenia do czasu, kiedy badania w obu tych kwestyach poparte dokładnymi kosztorysami 
i planem przeprowadzone zostaną. 

Uchwałą na dniu 4. kwietnia 1892 do l. s. 1.688 powziętą — zatwierdził Wysoki Sejm 
powyższe wnioski komisyi budżetowej. 

Z powodu zbyt spóźnionego przedstawienia oferty ze strony znanej firmy Siemens i Halskie, 
(które ze względu na konieczność bardzo żmudnych obliczeń i sporządzenia projektów dopiero w osta- 
tnich dniach nastąpiło) nie byliśmy w możności poddania tej sprawy ocenieniu ankiety fachowej przed 
zebraniem Wysokiego Sejmu i przedstawienia wniosków w jednej i drugiej kwestyi stosownie do życze- 
nia zawartego w motywach sprawozdania komisyi budżetowej. 

Firma powyższa bowiem stara się również o objęcie przedsiębiorstwa oświetlenia elek- 
trycznego także klinik teoretycznych rządowych, która to okoliczność wywołuje potrzebę wspólnego 
porozumienia się z c.k. Rządem tak eo do kwestyi urządzenia, jak i rozdziału kosztów oświetlenia elek- 
trycznego klinik teoretycznych rządowych ewentualnie i zakładów krajowych , jeśli koszta tego oświe- 
tlenia równać się będą mniej więcej wydatkom na oświetlenie gmachu szpitala według obecnego systemu 
lub takowe przynajmniej nie o wiele przekroczą. 

Budowa krajowego zakładu położnie wedle warunków kontraktu z przedsiębiorcą zawartego 
ukończoną być ma w dniu 22. czerwca b. r. Wątpić atoli należy, czy ze względu na zbyt świeże mury 
i naturalną wilgotność ścian zwiększoną skutkiem nadmiernie słotnego okresu budowy przenieść będzie 
można ze wzglęoów zdrowotnych oddział położnie z głównego szpitala do nowego zakładu choćby 
w ciągu zimy b. r. 


ə 


Z tego też powodu nie mniej z uwagi na znaczne wydatki na cele szpitalne w roku 1894 
Wysokiemu Sejmowi do uchwał przedstawione Wydział krajowy nie zamierzał żądać kredtu na spra- 
wienie wewnętrznych urządzeń już w roku bieżącym t. j. natychmiast po odebraniu budowy zwłaszcza, 
gdy szczegóły i warunki tych urządzeń dopiero po zupełnem jej ukończeniu i zbadaniu właściwości 
i przeznaczenia poszczególnych ubikacyi należycie ocenić będzie można. 

Wydział krajowy sądzi tedy, iż gdy przeniesienie oddziału położnic do nowego zakładu 
chociaż w późnej jesieni ewentualnie w zimie r. b. okaże się możliwem, należy na razie posłużyć się 
urządzeniami dotychczasowemi a dopiero po rozłokowaniu chorych przystąpić do zbadania i ocenienia 
kwestyi nowych urządzeń opartego już niejako na funkcyonowaniu zakładu w nowym gmachu. 

Przewidując zaś rychłe ukończenie rokowań w przedmiocie motorów i oświetlenia, tudzież 
ustalenie jak najdokładniejszego obrazu całego urządzenia wewnętrznego zakładu we wszystkich szcze- 
gółach — z drugiej strony atoli — nie mając pewności, czy Wysoki Sejm zbierze się jeszcze w ciągu 
roku bieżącego na ponowną sesyę — przedwstępne czynności zaś celem zamówienia urządzeń wewnętrz- 
nych zapewne w ciągu r. b. rozpocząć wypadnie — Wydział krajowy ma zaszczyt prosić, Wysoki Sejm 
raczy wedle załączonego obliczenia, ułożonego na podstawie opinii znaweów, którego szczegóły przy 
zastosowaniu możliwej oszczędności poddane jeszcze zostaną ścisłej rozwadze i ocenieniu ankiety 
fachowej — uchwalić: 

Sejm upoważnia Wydział krajowy do wstawienia w preliminarz budżetu szpitala lwowskiego 
na rok 1895 kwoty 22.500 zł. na sprawienie sprzętów do wewnętrznego urządzenia zakładu położnie. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem. 


Lwów dnia 26. stycznia 1894. 


Marszałek krajowy: 
Sanguszko w. r. 


Sprawozdawca : 


Hoszara w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


Alegat do sprawozdania Wydziału krajowego L. W. 4.982/94. 


Obliczenie szczegółów 


urządzenia wewnętrznego zakładu dla położnie. 


Nr. Parter: 
1. Wchód. Dwie tablice na różne obwieszczenia 


2. Przedsionek Cztery ławki 2y metrowe po 5 zł. i dwie spluwaczki po 2 zł. 
3. Kancelarya przyjęcia: 2 biurka (20) balzak (30), parawan (8), ławki 2 pm 


6 krzeseł 18 


4. Siostra Miłosierdzia i magazyn: it 8 szafy, 2 krzesła, splawaczka, 
5. Portyer: Stół (6), krzesła dwa (16), szafka (10), tablica (4), spluwaczka (2) 


6. Pokój poczekalny dla chorych: ławki, krzesła, stolik, spluwaczka 
12. i 21. Łazienki: wanny 2, wieszadła, spluwaczki, krzesła, ławeczki 


103 
28 
35 
58 


13. i 22. Kuchenka i służba: łóżko, stolik zamykany, 2 krzesła, wieszadło, spluwaczka 66 


14. i 23. Sala porodowa: 6 łóżek z całem urządzeniem 


15. i 24. Szatnia i pokój inspekcyjny: wieszadło, sofka, krzesła, stolik, zowie 


16. Mieszkanie akuszerki według wyrachowania Dyrektora (l. 40.278/91) 
17., 18., 19. i 20. Brzemienne 20 łóżek z urządzeniem 
ŻA. Mieshka asystenta klinicznego według wyrachowania Dora 


26. Kancelarya: biurko, balzak, fotel, krzesła, szafa, wieszadło, spluwaczka 
27. Pokój profesora: Stół, kanapka, 4 foteliki, szafa, umywalnia, spluwaczka 


28. Pracownia: stół, 4 krzesła, trzy szafy, wieszadło, spluwaczka 
29. i 30. 4 brzemienne: cztery łóżka z urządzeniem całem 


I. piętro: 

1. Kaplica z urządzeniem wewnętrznem . E ; 

2. Ambulatoryum jak na parterze o r A 

3. i 4. Separatki dla 4 płacących 

5. i 6. Mieszkanie akuszerki według teci vania Dyrektora 
12. Przedpokój i poczekalnia, wieszadła, stół, krzesła, spluwaczka . 
13. Pokój dla przygotowania wykładów, biurko, fotel, 3 krzesła, szafka 
14. Sala wykładowa : tablica czarna, stół fotel, krzesło 
15. Sale 15. 17., 18, 19., 23., 26. i 27. dla położnie na 49 łóżek 
16. Kuchenka i Podala : 
20. i 21. Przedpokój przed salą vdora i Ena 
22. Położnice: 8 łóżek a ewentualnie sala wykładowa 
24. Kuchenka i posługa . 
25. Położnice: 5 łóżek 


II. piętro: 
1, 19., 20., 21. i 22. Urządzenie sześciu separatek na 8 łóżek 
2. Czekałnia, jak w parterze 


600 
69 
193 
2.000 
272 
87 
115 
95 
400 


~ 4.256 


1.500 
24 
400 
193 
20 


(80 łóżek) 


5 (66 łóżek) 


4 


Nr. Zł. 
3. i 4. Antiseptyka i laparotomia ć A i ć 500 
5. i 6. Mieszkanie asystenta według dode E ~ ; 5 22 
12. i 23. Dwa magazyny, stół, po 2 krzesła, 3 szafy, spluwaczka . o 206 
13. Przedpokój sali operacyjnej: sofka, stolik, wieszadło, spluwaczka P . 40 
14. Sala operacyjna: urządzenie sali, stalici, filtry 0 o. 1.500 
15. Pokój do przygotowania do operacyj: umywalnia, stolik, SB spluwaczka 58 
16. i 18. Dwie sale dla chorych ginekologicznych na 14 łóżek . , . 1.400 
17. i 24. Kuchenka, służba, wanna ! d ` i : 100 
25. i 26. Sałe ehorych na 15 łóżek ; ; . 1.500 
27. Mieszkanie akuszerki, według obrachowania Dyrektora 4 - k 193 
28. Kuchenka . l ; : E ) 16 
29. Sala porodowa dla 2 sez : : : > 260 
30., 31., 32. i 33. Septyczne: 5 łóżek . : ; ; ; 500 


7.864 (44 łóżek) 
W razie urządzenia w suterenach sal dla 30 brzemiennych 2.066. 
Całe więc wewnętrzne urządzenie zakładu dla położnie na 140 łóżek, kosztowałoby w przy- 
bliżeniu 22.511 czyli po 161 zł. na łóżko, z tego na 75 łóżek klinicznych przypadłoby 12.075 a na 
oddział 10.436. 


